 28 ianuarie 2016 Proiect în derulare "APARAREA IMPOTRIVA INUNDA?IILOR A LOCALITA?II BABADAG, JUDE?UL TULCEA" Cod proiect: SMIS - CSNR 48860 Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial "Mediu" Administratia Nationala "Apele Române" prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral implementeaza proiectul: "ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARA 5 - Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc - Domeniul major de interventie 1 - Protectia impotriva inundatiilor - "APARAREA ÎMPOTRIVA INUNDATIILOR A LOCALITATII BABADAG, JUDETUL TULCEA" Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv pâna la data de 30 aprilie 2016 În aceasta perioada s-a elaborat aplicatia de finantare ce cuprinde studiu de fezabilitate, studii de teren, analiza institutionala, strategia de achizitii, documentatia de atribuire, documentatii necesare pentru ob?inerea de fonduri europene în vederea executarii lucrarilor de apararea împotriva inudatiilor din localitatea Babadag Valoarea totala a proiectului este de 2 329 133 lei cu TVA, din care contribu?ia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune in valoare de 2 096 220 lei ?i 232 913 lei contribu?ia de la Bugetul de Stat Obiectivul general al proiectului consta în contribuirea la un management sustenabil al inunda?iilor în localitatea Babadag astfel încât se va proteja spa?iul adiacent râului Tabana ?i a afluen?ilor acestuia Obiectivele proiectului cuprind lucrari de amenjare a pârâului Tabana, din localitatea Babadag, dar si a afluentilor sai pe o lungime de peste 13 500 ml, dar si amenjarea unei acumulari nepermanente Proiectul vizeaza planul de masuri privind combaterea eroziunii solului care va cuprinde amenajarea de ravene cu lucrari hidrotehnice pe o portiune de 5,14 km si plantatii silvice pe ravene (împaduriri), pe o suprafata de 4,66 ha Un alt obiectiv al proiectului consta în refacere podurilor si pasarele existente: poduri pe DN 22 (5 buc), poduri pe drumuri laterale (3 buc ) si pasarele metalice peste pârâul Tabana (15 buc ) Scopul investitiei este acela de prevenire si punere în siguranta împotriva inundatiilor a obiectivelor social-economice, a locuintelor si anexelor gospodaresti, cailor de comunica?ii, surselor de alimentare cu apa, precum si a sistemelor de canalizare, si nu în ultimul rând a vietilor omenesti Beneficiarii lucrarilor hidrotehnice propuse în cadrul proiectului sunt chiar locuitorii orasului Babadag Prin acest proiect se vor realiza lucrari hidrotehnice de regularizare ?i recalibrare a râului Tabana ?i de amenajare a afluen?ilor, în scopul diminuarii pagubelor provocate de viituri Astfel, în etapa de executie se va redimensiona sectiunea de scurgere a albiei ?i se va asigura stabilitatea acesteia prin lucrari de betonare a fundului albiei UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007 - 2013 Str Edgar Quinet nr 6, sector 1, cod 010018, Bucuresti, România, Tel : 021 311 01 46, 021 315 13 01; Fax: 021 312 21 74, 021 312 37 38 COD FISCAL: RO24326056/13 08 2008; COD IBAN: RO43 TREZ 7005 025X XX00 2173 